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ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


1 ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ :265 
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಜಿ. ರಘು ಆಚಾರ್‌ (ಸ್ಮಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೇತು) 
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 16.07.2019 
4 ಉತ್ತರಿಸುವಸಚಿವರು : ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು ' 
ry — ಜಾ 
ಫಂ |. ಪುಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು 
'ಅ) |ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾಕಿ`ಯಾವ ಭದ್ರಾ `ಪನ್ನಂಡ್‌ ಯೋಜನೆಯ `ಕಾಮಗಾರಿಗಳು `'ನನಿಧಹಂತದಲ್ಲಿ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ: ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.' ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಇದೆಯೆ; ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಕಾಮಗಾರಿ | ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಮುಗಿಯಲಿದೆ: (ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು). ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಆಅ [ಭದ್ರಾ  ಹೇಣ್ಲಂಡ ``ಯೋಜನೆ' ಕಾಮಗಾರಿ ಭಧ್ರಾ `ಮ್ನಂಡ್‌ "ಯೋಜನೆಯ "ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
|] ಆರಂಭಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಯಾವುದು: ಅಲ್ಲಿಂದ | 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಸದರಿ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:- 
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: ಇದರಲ್ಲಿ 
ಖರ್ಜು ಮಾಡಿರುವ ಹಣವೆಷ್ಟು (ಮಾಹಿತಿ | (ರೂ ಕೀಟಗಳ). 
ca CEST ETE 
1 | 2007-08 50.00 3.17 3.17 
-, {2 | 2008-09 3430 3747 
FTI | 118.55 176.02 | 
|4 2010-11 125.20 301.22 
5M 77 
2012-13 p K [58156 
T-TB5A 000 279.1 861.67 
- 8 {201415 { 175.00 340.40 1202.08 | 
9 | 2015-16 260.00 201.57 1403.63 | 
15 {2016-7 1 650.00 397.58 1801.25 
WT 207-8 | 87600 ೨49.56 2350.81 
12 TES 720.00 657.39 3008.20 
, ETI] 700 i358 0578 
FN (up to 
: k June-2019]) 
ಇ) | ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ `ದಿನದೆಂದ ಯ 
ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ' ಪಡೆದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು, 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ ನೀಡುವುದು? ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸ೦ಇ 07 ಡಬ್ಬ್ಯ್ಯೂಎಲ್‌ಎ 2019 


(ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್‌) 
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ 


' ಕರ್ನಾಟಕ ಏಧಾನ' ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕಿ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 265ಗೆ ಅನುಬಂಧ-1 


ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ಲಂಡೆ ಯೋಜನೆ 


¢ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 29.90 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ 

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 5,57,022 ಎಕರೆ (2,25,515 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌) ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 
ಇ ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 367 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶೇ. 50 
( ರಷ್ಟನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 2012 13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನಯ ತಯಾರಿಸಿದ ರೂಸಂ, 340.00 ಕೋಟಿಗಳ ಪರಿಷ್ಮತ 
ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 6/2/2015 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, 


| ಭಧ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳು: 
1. ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಿಫ್ಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸುರಂಗ 


ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 2008-09 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 'ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, 

ಹಲವಾರು ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು 

ನಿವಾರಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. 

೩) ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-1ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಶತ 90 ರಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ 
ES ಅಗತ್ಯ ತೀರುವಳಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 
ಮಿಟಿಗೇಷನ್‌ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

b) ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-2ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಶತ 20 ರಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ ತೀರುವಳಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 
ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. R 

€) ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-3ರ ಕಾಮಗಾರಿಯು 7.039 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಸುರಂಗ ಹಾಗೂ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ. 
ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸುರಂಗ ಅಗೆತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 
ಸುರಂಗದ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 'ಮೇ-209೪ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ಅಜ್ಜಂಪುರ ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ 
ತರೀಕಿರೆ ಏತ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ 79 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಮತ್ತು 20150 ಹೆ. ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹನಿ: 
ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರೊದಗಿಸಲು ಅಜ್ಜಂಪುರ ಸುರಂಗದ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ತರೀಕೆರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2 ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. 

3. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1 ರಿಂದ: ಕಿ.ಮೀ -134.597 ರವರೆಗಿನ 
ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹೆಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
ತುಮಕೂರು' ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯು ಒಟ್ಟು 160.00 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದವಿದ್ದು ಇದರ ಆರಂಭಿಕ 108 ಕಿ.ಮೀ. 
ವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುಶ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. 
ಕಾಲುವೆಯ ಇನ್ನುಳಿದ "ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಂಗನ I ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

4. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯಡಿ ಬರುವ ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಯು ಹಂತದ ವಿವರಗಳು ಈ 
ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 

೩) ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆಯ ' ಆರಂಭಿಕ 4.53 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ 
ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸಂತರದ ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ' ನೇಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


pa 


9) ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಜಗಳೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ-ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಪಾವಗಡ ಫೀಡರ್‌ 


ಕಾಲುವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕ್ಷಮ 
“ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


5. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ, 0.00 ರಿಂದ 60.00 ರ ವರೆಗಿನ 36000 ಹೆ. ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹನಿ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಿಸುವುದಳ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ತಪಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು: ' 


ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
:6. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಮತ್ತು ಟನಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ ಗಳನ್ನು 


'ಹೊರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮುಂಗಾರು 2019 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ಲಾಣಿಎಲಾಸ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ನದು ವ್ಯಾಲಿ ಹ . 


ನೀರು ಹರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 


'ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು: 


ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೂನ್‌-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ' 


-ರೂ. 3069.78ಕೋಟಿಗಳ ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


‘ 


N 
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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಾಸ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 265ಗ ಅನುಬಂಧ-2 


'ಭದ್ದಾ ಮೇಲಂಂಡೆಯೋಜನೆ 
1. ಪ್ರಮುಖ ಲಿಫ್ಟ್‌ ಕಾ ಕಾಮಗಾರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಂಪುರ ಸುರಂಗ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ-1:ತುಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ 17.40 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಹರಿಸುವುದು. : 


ಹ್ಯಾಕೀಜ್‌-3. ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಹತ್ತಿರ 6.90 ಕಿ.ಮೀ ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಪ್ಯಾಕೇಪ್‌-೨: ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 29.90 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅಜ್ಜಂಪು ಪುಠ ಸುರಂಗದವರೆಗೆ ಹರಿಸುವುದು. 


ಸದರಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಇ.ಪಿ.ಸಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. 


ಕ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಪಸಾರಹನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ: 
ಸಂ. ಹೆಸರು ' 1 ವಹಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಹೆಸರು | ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-1 15.10.2008 ಸೀವ್‌ ಜ್ಯೋತಿ, 32400 
' ಹೈದರಾಬಾದ್‌ 

2, ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- 1 15.10.2008 | ಮೇಆರ್‌.ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಐ.ಎಲ್‌, 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 

ER Ce 7008 ಮಾತರ ನಾರಾಜಣ 72358 
ಕನ್ನಟ್ಟಕ್ಷನ್ಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌, 
ಬೆಂಗಳೂರು 


2. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ: 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯು ಅಜ್ಜಂಪುರ ಸುರಂಗದ ಎಕ್ಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, (ಗ್ರಾಮ: ಹೆಬ್ಬೂರು) 135 ಕಿ.ಮೀ 


ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಡಿ 107265 ಕ್ಷೇತ್ರ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ' ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ 37 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು 
ತುಂಬಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಸದರಿ" ಕಾಲುವೆಯನ್ನು 12 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ 
ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


'ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ) : 13458 
” ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಕ್ಯೂಮೆಕ್ಸ್‌) 55.125 
'ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌) : 1,07,265 
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುವ ಕೆರೆಗಳು : 37 
ಜೇ [xe] 
3 ನಾವಾಗಾಕಹ'ಪಾರು ನಾವಗಾನಹನ್ನಾ 7 ಸತಗ ವನಸರಾಡ ಸಾಸ್ಥದ ಹಸರು ಟಾಡರ್‌ ಮೊತ್ತ 
ಸಂ ವಹಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಕೋಟಿ 
} ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ 
3 3 rE 3 
[CBC IV 30705] ಸದ್ಗವ್‌ ಕನ್ನಟ್ಷ್‌ನ್‌ ಪ್ರವಾ 0 7] 
{¥-Junction, ಜೈ0.00 ಯಿಂದ 16.00 ಪಿಮುಳಡ 
ಕಿಮೀ (ಕಿ.ಮೀ & 9 ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) | 
ZT CBC [TRV ನ ಕಾ ಡಹ 3808 
(ಚೈ.7.00 ಯಿಂದ 9.00 ಕಿಮೀ & 16.00 ಶಿವಕುಮಾರ್‌ 
ಯಿಂದ 19.00 ಕಿ.ಮಿಲ) y 
3 Toc ge IIE ನ್ನ I 
(ಚೈ20.00 "ಬುಂದ "30.00 ಕಿಮಿ) ಕನ್ನಸ್ಪಕ್ಷನ್‌ 
4 CBC -ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-॥1 14.10.2016 ಸ ಶಂಕರ 72.08 
(ಜಾನಕಲ್‌ ಸುರಂಗ) (ಜಿ 58.00: ಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಕನ್ನಸ್ಪಕ್ಷನ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ 
ಮ 
61.23 ಕಿ.ಮಿ) ಬೆಂಗಳೂರು 
5°TCBC -ಹ್ಯಾಕೇಜ್‌-೪ 220208 | ಮೆ ಠರ್‌ಎನ್‌ಎಸ್‌. 15764 
(ಚೈ30.00 ಯಿಂದ 40.00 ಕಿ.ಮೀ) ಐ.ಎಲ್‌, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 


$."TCBC feu VI 30.1.2017] ಈ ಓಷಿಯನ್‌ಕನ್ನಸ್ಟಕ್ಷೆನ್‌ ಪ್ರೈಲಿ 208.25 
(ಜೈ.40.00 ಯಿಂದ 50.00 ಕಿ.ಮೀ) A 
Pa 772737] ಪಗ ಪರತ್ಯಕನ್ನ್ಪನ್‌ ಇರ: [PATS 
. (ಚೈ.50.00 ಯಿಂದ 58.00 ಕಿ.ಮೀ) - 
IK CBC Vil Sum ಮಜರ್‌ 
(ಚೈ6123 ಯಿಂದ 73.375 ಕಿ.ಮೀ) ಗೌಡ 
19 TCBC-mE IX 02208 IESE ou 425.61 
(ಚೈ73375 ಯಂದ 90.00 ಕಿ.ಮೀ) : ನಾರಾಯಣಕನ್ನಸ್ಪಕ್ಸನ್‌ ಲಿ., 
ಬೆಂಗಳೂರು F 
10 CBC eX NI TASS ಕರಣ್‌ನ್ನಬ್ಷನ್ಸ್‌ 79.88 
(ಚೈ.90.00 ಯಿಂದ 104.00 ಕಿ.ಮೀ) 4 
| CBC Xl 02505 TS ರ್‌ ಎನ್‌ ಎಸಾನ್‌ಫಾಸ್ಟಾರ್‌ 1535 
(ಚೈ.104.00 ಯಿಂದ 117.00 ಕಿ.ಮೀ) ಲಿ 
rz CBEST TENS 5 ದಾಡ್ನ್‌ ಸನವರತ್ಟ 30 
ಜೈ 117.00 ಯಿಂದ 134.597 ಕಿ.ಮೀ) ee ” 
3. ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ: § 
'ಆಫ್‌ಟೆಕ್‌ ಚೈನೇಜ್‌ : ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯ ಚೈ: 28.42 ಕಿ.ಮೀ 
ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ” : 453 ಕಿಮೀ 
ತುಂಬಿಸುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ | | 4 
ಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರ ನಾಮಗಾಕಯನ್ನು''1ಗುತ್ತಿಗ ವಹಿಸಲಾದ] ಟಿಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ 
ಸಂ. ವಹಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ | ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು | ಕೋಟ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ 
1 HIK Feader canals OOS ESET TE | 
\ | ಚೈ0.06 ಯಿಂದ 4.53 ಕಿ.ಮೀ) } | 
2 HLK Feeder cana-್ಯಾಕೀಜ್‌- 2105.20 [ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡ 950 
| 2(Beyond 453Km) ಹನುಮಂತಪ್ಪ 
( yon 
(22 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದು) 


4. ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ: 


ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಸುರಂಗದ ಎಕ್ಷಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 159.68 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. 


ಇದರಡಿ 84900 ಹೆಕ್ಟರ್‌ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ 131 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ) : 159.684 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಕ್ಕೂಮೆಕ್ಸ) : 31.477 
ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌) : 84.900 
 ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುವ ಕೆರೆಗಳು : 131 ph 
ES ನಾವಗಾಕಿಡ ಹಸರು ಹವಗಾಕಡ] ಸತಗ ವನಸರಾಡ ಸಾಸ್ಕಹ 7 ಸಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ 
ಸಂ. ನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಹೆಸರು ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ 
ದಿನಾಂಕ 
1 2 3 } . 4 5 
TT TBC BONO ETE ES 
(ಚ್ಛ.0.00 ಯಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ) , 
7 TBC-efeu-2 520 |ಮೆಗಓ೩ಯನ್‌ ಕನ್ನಸ್ಟ್‌ನ್‌ 88 
1000 ಯಿಂದ 30.00 ಕಿ.ಮೀ) ಹೈಲಿ. 
7 [TBC 530705 ಈ ಆರತ್ಯ ಸಸ [NT] 
(ಚೈ.30.00 ಯಿಂದ 47.00 ಕಿ.ಮೀ) 


TBC mde 105.200 | ಸ್ಥರ್‌ಕನ್ನಟ್ರಕ್ಷ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌] I 
(ಚೈ.47.00 ಯಿಂದ 61.00 ಕಮೀ) ಲಿಮಿಟೆಡ್‌. 
T3C-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-5 T0520 | ಸಾರ್‌ಕನ್ನಟಕ್ಷನ್‌ ಫೈವ್‌ 

| (ಟೈ6100 ಯಿಂದ 8400 ಕಮೀ) | - | ಲಿಮಿಟೆಡ್‌. 

|TBC-aeu—6 08.03.20 | ಸರಳ ಕನ್ನಸ್ಟಕ್ಷನ್‌ ಪೈಪ್‌ 79.67 

“ (ಚೈ;8400 ಯಿಂದ 98.00 ಕಮಲ) | 
i 1BC-ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌7 II ಡ್ಡ ವನ್ನ 10724” 
43 "7 I 98:00 .ಯಿಂದ 108.00 ಕಿ.ಮೀ) ಕನ್ನಸ್ವಕ್ಷ 


'5. ತರೀಕೆರೆ 'ಲಿಫ್ಟ್‌ಕಾಮಗಾರಿ: (ಅಜ್ಜಂಪುರ ಸುರಂಗದ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನದಲ್ಲಿ ಬರುವಎರಡುವಏತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


'ಅಚುಕಟು 'ಪದೇಶ : 20150 ಹೆಕ್ಟರ್ಸ್‌ 


EO 


ತುಂಬಿಸುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 7 


ಸದರಿಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. 


ಸ 
73 ಇಾವಗಾರಿಡ ಸರು 7 ಇಾಮಗಾರಿಯನ್ನು'] ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾದ ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ 

ಸ 'ವಹಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು . ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ 

1 qT 3 4 5 

1 ತರೀಕಿರೆ ಲಿಫ್ಟ್‌ ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-1 17.03.2018 iE ie | 287.667 
12 ತರಕರ ರಫ್‌ ಪ್ಯಾಕೌಜ್‌-2 13.03. 8 ಪ್ರ sd 524365 

- ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌& ; 
ನೆಟಾಫಿಮ್‌ (JV) 


